L. 5.762 


Sprawozdanie 


Wydziału krajowego o przyzwoleniu kredytu dodatkowego na 
wykończenie budowy drugiego piętra i pokrycie dachu w zabu- 
dowania szpitala lwowskiego. 


Wysoki Sejmie ! 


Uchwałą z dnia 14 Stycznia 1874 zezwolił Wysoki Sejm na pokrycie dachu i podniesie- 
nie drugiego piętra w a szpitala lwowskiego i przyjął na ten eel koszta obliczone 
w kwocie x . - ò > : ` : : : : : 78.923 zł. 88 ct. 


Na pokrycie kosztów tych przeznaczono : 


a. Sumę 61.469 zł, 11 ct. od gminy m. Lwowa za czas od roku 1867 po 
koniec 1873 należną i w pięciu latach po 12.293 zł. 82 ct. spłacić się 


mającą; 
b. Wszelkie oszczędności i nadwyżki okazać się megące w funduszu szpitalnym. 


W roku 1874 wpłnyąć miała ee aa od gminy PUJ 


wyzwykazana pierwsza rata . s : : : 12.294 zł. 
zaś brakującą rosztę w kwocie . ; 66.629 zł. 


zamieszczono uchwałą sejmową z dnia 16. Stacie 1874 na Dina eer 


Wedle załączonego pod "|. wykazu, wydano w ciągu roku 1874 na 
cel powyższy wskazaną powyżej — a od gminy lwowskiej otrzymaną kwotę 
12,293 zł. 82 et. — czyli w zaokrągleniu 12.294 zł, a nadto z funduszu 


krajowego kwotę . : ; : 5.823 zł. 31 ct. 
pozostaje zatem niewyczerpana, do ukończenia budowy potrzebna kwota . - 60.805 zł. 69 ct. 


która w swoim czasie, jako mniejszy wydatek w zamknięciu rachunków 
ża rok 1874 wykazaną będzie. 


Kwota ta tworzy zatem przypuszczalny zapas kasowy na rok 1875 a zarazem potrzeb 
wydatku na tenże rok wykonania robót zamierzonych. 


Gdy w myśl postanowień sejmowych zabronionem jest przenoszenie do depozytu podobnych 
kwot niewyczerpanych, przeto Wydział Krajowy wnosi: 


Wysoki Sejm raczy uchwalić: 


Upoważnia się Wydział Krajowy, aby kwotę 60.806 zł. wyrażnie Sześćdziesiąt tysięcy 
ośmset sześć złotych aust. pozostałą z przyzwolonego kredytu na pokrycie dachu i podwyższenia 
drugiego piętra w szpitalu lwowskim, — przeniósł na rachunek roku 1875 jako kredyt dodatkowy, — 
i na cele zamierzonej budowy szpitalnej użył. 


We Lwowie dnia 14 Marca 1875, 


Marszałek krajowy 
Leon książe Sapieha w. r. 


Sprawozdawca 
Maciej Zenon Serwatowski w. r. 
Członek Wydziału krajowego 


Alegat do L. 5.762/1875. 
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Wykaz 


budowę II. piętra szpitala lwowskiego r. z. 1874. 


1874 
Preliminowano . W - 66.629 zł. 

Uchwała Sejmu z dnia te) 1874, 

1. Rostkowski Bolesław , rysownik techniczny na czas 
zajęcia przy budowie po 36 zł. miesięcznie 
od +", 1874 

2. Janowski, architekta za me E T 
za 2 lata 2.000 zł. od '/, 1874 : 

3. Lwów szpital, na potrzeby bieżące zwrotne od fund. 
chorych ze zwrotów od gminy 

4. Janowski koszta podróży do Szkła . 2 

5. Roskowski dtto dtto dtto i Jaryny zwrotne 
od przedsiębiorców Rawski i Sadłowski F 

6. Rawski, Sadlowski przedsiębiorcy zaliezka na rachu- 
nek należytości 

7. dtto dtto jak wyżej Galica GE 

8. dtto za postawienie 19 pieców . 

9. Jaskólski kupiec za materyały pismienne 


10. Janowski renumeracya za przerobienie planów i ko- 


sztorysów 


Zwroty. 


Lwów szpital, zwrot częściowy na rachunek powyż- 
szych wydatków . : 

Razem 

W porónaniu wydatków z dochodami . 1. 

Zostaje do zwrotu na rok 1874 . . . . . 


Lwów dnia 14. Marea 1875. 


Dochody. 


. 12.298 zł. 80 ct. 
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poczynionych z funduszu krajowego (Rubr. XIII. poz. 132) na 


Wydatki. 
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